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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


REGIONE TOSCANA 
ORDINANZA 5 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Levante - Operazioni di raccolta del secondo natante. (Ordinanza n. F/835). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato 
all'Ing. Francesco Martino l’incarico professionale relativo alla “Assistenza 


tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di 
Orbetello"; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 


VISTA l'ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico 
di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli 
sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


RICHIAMATO il rapporto del 11.03.2000, agli atti dell'ufficio, in cui il Dott. Lenzi, 
mel quadro dell'incarico conferitogli, sottolinea l'esigenza di intensificare l’attività 
di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Levante, ed in particolare 
nell'area di Ansedonia, onde evitare il verificare di seri problemi distrofici nel 
periodo estivo con gravi conseguenze sull'ambiente costiero; 


CONSIDERATO che le attività di intervento ipotizzate dalla richiamata relazione 
dovranno estendersi su un area di circa 200 ettari con densità algali superiori 
anche ai 3 Kg/mq; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/829 del 20.03.00 con cui è stata 
approvata la perizia di variante e suppletiva per la raccolta delle alghe nella 
Laguna di Levante su una superficie stimata di 50 ha; 


VISTO che, nelle more dell'ultimazione della stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali in Loc. Patanella, in considerazione della 
necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile 
utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, opportunamente 
attrezzate ed impermeabilizzate dal Commissario in base a quanto previsto 
dall'ordinanza n. F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo stoccaggio provvisorio, 
ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del Sindaco del Comune di 
Orbetello n. 8 del 22.01.1999 prot. 1878 e successive reiterazioni; 


VISTA la Perizia elaborata dall’Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la 
“Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello- Operazioni di raccolta del secondo natante, allegata alla presente 
ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” 


CONSIDERATO che per la particolarità della prestazione di servizi di cui alla 
perizia citata, può essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese 
idonee e di fiducia nonché dotate di idonea capacità tecnica; 


CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19.01.1999 
e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe; 


RICHIAMATA la nota del 18.03.00 con cui la Orbetello Pesca lagunare 
conferma la propria disponibilità a cedere in locazione al Commissario delegato 
un automezzo Fiat 130/nc al costo orario di L. 56.035 per 6,5 ore giornaliere per 
30 giorni, ovvero per un importo complessivo di L. 21.835.650 oltre IVA al 20% 
già ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico della perizia 
in oggetto; 
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DATO ATTO che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario puo 
quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà, in particolare con. 
l'autocarra con attrezzatura scarrabile, e con un automezzo acquisite in 
locazione dalla Orbetello Pesca Lagunare, attribuendo alla medesima impresa 
affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del 
Mezzo; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente i lavori per 
la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello, ricorrendo a prestazioni di servizio di una Ditta dotata della 
necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei 
mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la 
redazione del piano di sicurezza ex art.12 dei Decreto legislativo n. 494/96 
poiché il numero di Uomini Giorno risulta inferiore a 100 u/g, ma, trattandosi di 
attività comportanti particolari rischi, è necessario procedere alla notifica 
preliminare di cui all'art.11 del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di attribuire tale adempimento all'Ing. Francesco Martino il quale 
dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al Decreto 
Legislativo n. 494/96, che nel cantiere non vengano. impiegati 
contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell’art.11, comma 1, lettera a) 
del predetto Decreto; 


RITENUTO di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli 
adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione 
previsti dal D. Igs. 22/1997 e successive modificazioni; 


VISTO l'importo complessivo del servizio di L. 86.000.000 di cui L. 31.661.107 
per i lavori a base d'asta e L. 54.338.893 per somme a disposizione; 


VISTA la nota redatta in data 05.04.00, agli atti dell'ufficio, dalla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere i 
lavori alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


RITENUTO pertanto di affidare la prestazione di servizi per la raccolta e lo 


stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello alla 
Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con sede in Via Leopardi, 9 — Orbetello (GR); 


lia 
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VISTO lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.I., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall’Ing. Pierluigi Giovannini 
in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della 
Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad aggetto la 
prestazione di servizi per la “Raccolta e stoccaggio provvisorio delle 
biomasse algali nella Laguna di Levante- Operazioni di raccolta del 
secondo natante”, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” 
come parte integrante e sostanziale; 


2. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., con 
sede in Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla 
raccolta delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il 
relativo trasporto e stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le 
modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 
31.661.107 (trentunomilioniseicentosessantunomilacentosette) (Euro 
11277,17) oltre Iva al 20%; 


3. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società 
allegata sotto la lettera “B" alla presente ordinanza quale parte integrante 
e sostanziale; 


4. affidare la direzione dei lavori all'Ing. Francesco Martino, di incaricarlo a 
provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 
nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato 
non sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati 
contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.b); 


5. di affidare inoltre all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. lgs.22/1997 e 
successive modificazioni; 


ii 
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6. di imputare ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2975/1999 gli oneri 
complessivi del servizio pari a L. 86.000.000 (ottantaseimilioni) (Euro 
44415,29) di cui L. 31.661.107 (trentunomilioniseicento- 
sessantunomilacentosette) (Euro 16351,6) per i lavori a base d'asta e 
L.54.338.893 (cinquantaquattromilionitrecentotrentottomilaottocento- 
novantatrè) (Euro 28063,7) per somme a disposizione, comprensive degli 
oneri per la locazione di un automezzo dalla Orbetello Pesca Lagunare, il 
tutto come meglio specificato nel Quadro Economico di cui alla Perizia; 


7. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., 
all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 5 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 


cai 


29-7-2000 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 


ORDINANZA 5 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante, secondo turno doppio natante. (Ordinanza n. F/836). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


diga 
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CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato 
all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza 
tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di 
Orbetello"; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 


VISTA l'ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico 
di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli 
sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


RICHIAMATO il rapporto del 11.03.2000, agli atti dell'ufficio, in cui il Dott. Lertzi, 
nel quadro dell'incarico conferitogli, sottolinea l'esigenza di intensificare l'attività 
di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Levante, ed in particolare 
nell'area di Ansedonia, onde evitare il verificare di seri problemi distrofici nel 
periodo estivo con gravi conseguenze sull'ambiente costiero; 


CONSIDERATO che le attività di intervento ipotizzate dalla richiamata relazione 
dovranno estendersi su un area di circa 200 ettari con densità algali superiori 
anche ai 3 Kg/mq; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/829 del 20.03.00 con cui è stata 
approvata la perizia di variante e suppletiva per la raccolta delle alghe nella 
Laguna di Levante su una superficie stimata di 50 ha e l'ordinanza 
commissariale n. F/835 del 05.04.00 con cui si approvava la perizia per la 
“Raccolta alghe nella Laguna di Levante: operazioni di raccolta del secondo 
natante”; 


VISTO che, nelle more dell'ultimazione della stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali in Loc. Patanella, in considerazione della 
necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile 
utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, opportunamente 
attrezzate ed impermeabilizzate dal Commissario in base a quanto previsto 
dall'ordinanza n. F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo stoccaggio provvisorio, 
ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del Sindaco del Comune di 
Orbetello n. 8 del 22.01.1999 prot. 1878 e successive reiterazioni; 


CONSIDERATO che a seguito dell'inizio dei lavori di raccolta alghe di cui alle 
perizie sopraindicate sono perdurate le condizione di emergenza ambientale; 


VISTA la perizia elaborata dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto 
“Interventi relativi alla Laguna di Levante-2°turno-doppio natante”, allegata alla 
presente ordinanza sotto la lettera “A” come parte‘ integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che per la particolarità della prestazione di servizi di cui alla 
perizia citata, può essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese 
idonee e di fiducia nonché dotate di idonea capacità tecnica; 


SIENA |, STOP 
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CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19.01.1999 
e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe; 


CONSIDERATO che per ogni natante raccoglialghe deve essere impiegato un 
automezzo idoneo al trasporto delle biomasse algali al sito di stoccaggio 
provvisorio della Patanella; 


RICHIAMATA la nota del 18.03.00 con cui la Orbetello Pesca lagunare 
conferma la propria disponibilità a cedere in locazione al Commissario delegato 
un automezzo Fiat 130/nc al costo orario di L. 56.035 per 6,5 ore giornaliere per 
30 giorni, ovvero per un importo complessivo di L. 21.835.650 oltre IVA al 20% 
già ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico della perizia 
in oggetto; 


DATO ATTO che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario può 
quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà, in particolare con 
l'autocarro con attrezzatura scarrabile, e con un automezzo acquisito in 
locazione dalla Orbetello Pesca Lagunare, attribuendo alla medesima impresa 
affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del 
mezzo; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente i lavori per 
la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello, ricorrendo a prestazioni di servizio di una Ditta dotata della 
necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei 
mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la 
redazione del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96 
poiché il numero di Uomini Giorno risulta inferiore a 100 u/g, ma, trattandosi di 
attività comportanti particolari rischi, è necessario procedere alla notifica 
preliminare di cui all’art.11 del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di attribuire tale adempimento all’Ing. Francesco Martino, il quale 
dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al Decreto 
Legislativo n. 494/96, che nel. cantiere non vengano. impiegati 
contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera 
a) del predetto Decreto; 
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RITENUTO di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli 
adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione 
previsti dal D. lgs. 22/1999 e successive modificazioni; 


VISTO l'importo complessivo del servizio di L. 230.000.000 di cui L. 131.548.867 
per i lavori a base d'asta e L. 98.451.133 per somme a disposizione; 


VISTA la nota redatta in data 05.04.00, agli atti dell'ufficio, dalla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere i 
lavori alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


RITENUTO pertanto di affidare la prestazione di servizi per la raccolta e lo 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello alla 
Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con sede in Via Leopardi, 9 — Orbetello (GR); 

% 
VISTO lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.1., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ing. Pierluigi 
Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall’art.-3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto la 
prestazione di servizi per la “Raccolta e stoccaggio provvisorio delle 
biomasse algali nella Laguna di Levante-2°turno-doppio natante”, allegata 
alla presente ordinanza sotto la lettera “A" come parte integrante e 
sostanziale; 


2. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede 
in Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta 
delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo 
trasporto e stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le 
condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 131.548.867 
(centotrentunomilionicinguecentoquarantottomilaottocentosessantasette) 
(Euro 67939,32) oltre IVA al 20%; 


3. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegata 


sotto la lettera “B” alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


4. affidare la direzione dei lavori all'Ing. Francesco Martino, di incaricarlo a 
provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 
nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato 
non sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente, 
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ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.b) ed, in particolare, di affidargli tutti gli 
adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; 


5. di affidare inoltre all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dai D. Igs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


6. di imputare ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/1999 gli oneri 
complessivi del servizio pari a L. 230.000.000 (duecentotrentamilioni) (Euro 
118785,09) di cui Li, 131.548.867 (centotrentunomilioni- 
cinquecentoquarantottomilaottocentosessantasette) (Euro 67939,32) per i 
lavori a base d'asta e L. 98.451.133 —(novantottomilioni- 
quattrocentocinquantunomilacentotrentatre) (Euro 50845,77) per somme a 
disposizione, comprensive degli oneri per la locazione di un automezzo dalla 
Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., il tutto come meglio specificato nel quadro 
economico di cui alla perizia; 


7. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 


all’Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 5 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA $ aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Locazione automezzo per le operazioni di raccolta alghe. (Ordinanza 
n. F/837). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della 
Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della 
legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza 
urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello 
nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle 
competenze ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della 
predetta ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
‘l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 
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VISTA l'ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un 
incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione 
degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


RICHIAMATO il rapporto del 11.03.2000, agli atti dell'ufficio, in cui il Dott. 
Lenzi, nel quadro dell'incarico conferitogli, sottolinea l'esigenza di avviare 
l'attività di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Levante, ed in 
particolare nell'area di Ansedonia, evidenziando che le attività di intervento 
dovranno estendersi su un area di circa 200 ettari con densità algali superiori 
anche ai 3 Kg/mq; 


VISTA la nota del 14.03.00 in cui il Dott. Lenzi ritiene urgente intensificare la 
raccolta nell'area di Ansedonia e pertanto suggerisce di istituire il doppio turno 
per il natante attualmente operativo, in modo da meglio fronteggiare lo 
sviluppo vegetativo; 


VISTO che, in considerazione della necessità di provvedere con urgenza alla 
raccolta delle alghe, attualmente è possibile utilizzare per queste ultime le 
vasche site in località Patanella, opportunamente attrezzate ed 
impermeabilizzate dal Commissario in base a quanto previsto dall'ordinanza n. 
F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo stoccaggio provvisorio, ai sensi dell'art. 
13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del Sindaco del Comune di Orbetello n. 8 del 
22.01.1999 prot. 1878 e successive reiterazioni; 


CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 
19.01.1999 e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto 
delle alghe ed in particolare un camion FIAT IVECO 400 E34 ed un camion 
FIAT IVECO 190-42; 


VISTA la nota del 10.03.00 in cui l'Ing. Martino comunica la necessità di 
ricorrere alla locazione di un mezzo per far fronte al quadro emergenziale 
delineato dal Dott. Lenzi in quanto il mezzo Fiat IVECO 190-42 del 
Commissario, a causa della sua altezza, non consente il passaggio sotto il 
cavalcavia delle FF.SS e risulta non impiegabile in relazione alla contestuale 
attività di manutenzione sulla viabilità alternativa di Ansedonia; 


RITENUTO urgente impiegare, insieme al camion FIAT IVECO 400 E34 del 
commissario un secondo autocarro con simili caratteristiche; 


CONSIDERATO che, con la predetta nota del 10.03.00 l'Ing. Martino attesta 
che la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. è proprietaria di un mezzo idoneo alla 
raccolta delle alghe dotato di cassone a tenuta stagno modello FIAT 130/NC e 


pertanto di dimensioni tali da consentirne il passaggio sotto il predetto 
cavalcavia; 


PRESO ATTO che, nella sopraccitata nota dell'Ing. Martino, la locazione del 
predetto camion prevede un costo orario di L. 56.035; 
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CONSIDERATO che detto camion verrà utilizzato per il trasporto delle alghe 
raccolte a seguito dell'esecuzione degli interventi già previsti nelle perizie 
predisposte dall'Ing. Martino ed approvate con ordinanze n. F/835 del 
05.04.2000 e F/836 del 05.04.2000, per circa 6,5 ore giornaliere per 30 giorni 
per le attività di raccolta alghe di cui alla perizia “Interventi relativi alla laguna 
di Levante-operazioni di raccolta del secondo natante" per un costo di L. 
10.926.825 e ulteriori 6,5 ore giornaliere per le attività di raccolta di cui alla 
perizia “Interventi relativi alla laguna di levante- 2°turno doppio natante” per 
un costo di ulteriori L. 10.926.825, e così per complessive L. 21.835.650 oltre 
IVA al 20%; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di 
smaltimento rifiuti; 


VISTA la nota del 16.03.00 con cui la società Orbetello Pesca Lagunare 
dichiara di essere disponibile a cedere in locazione al Commissario delegato 
l'autocarro FIAT 130/NC targato GR286776 ai prezzi concordati con l'Ing. 
Martino e richiamati nella nota del 10.03.00; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di prendere in locazione dalla Orbetello Pesca lagunare S.r.l. l'autocarro 
FIAT 130/NC targato GR 286776 al costo orario di L. 56.035 
(cinquantaseimilatrentacinque) (Euro 28,94); 


2. di dare atto che l'autocarro sarà utilizzato per circa 13 ore giornaliere per la 
durata presunta di 30 giorni per un ammontare di circa L. 21.853.650 
(ventunomilioniottocentocinquantatremilaseicentocinquanta) (Euro 11286,47) 
oltre IVA al 20%; 


3. di incaricare l'Ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori di cui 
alle perizie “interventi relativi alla laguna di Levante-operazioni di raccolta 
del secondo natante” “Interventi relativi alla laguna di levante- 2°turno doppio 
natante”, approvate con ordinanze n. F/835 del 05.04.2000 e F/836 del 
05.04.2000, di attestare le ore e la durata complessiva dell’utilizzazione 
dell'automezzo FIAT 130/nc; 
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4. di prendere atto che alla relativa spesa si farà fronte con le somme a 
disposizione dei quadri economici di ciascuna delle perizie già approvate con 
ordinanze F/835 del 05.04.00 e F/836 del 05.04. 00; 


5. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.l. con sede in Orbetello, Via Leopardi 9, che la restituirà all'Ufficio del 
Commissario di Grosseto firmata per accettazione; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., 


all'Ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 5 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 6 aprile 2000. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della 
provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero dell’interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Avviso di partecipazione a gare a trattativa 
privata. (Ordinanza n. D/838). 


IL VICE COMMISSARIO 
In funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2741 del 30.1.98) 
ordinanza commissariale D/517 del 12.11.1998 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2741 del 30.1.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata nei territori dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda; Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve S.Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di 
Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12.11.1998 con la quale il 
Presidente della Regione Toscana ha nominato, in sostituzione del precedente 
Vice commissario Paolo Fontanelli, quale Vice Commissario agli interventi relativi 
all'evento sismico in oggetto il sottoscritto Assessore Mauro Ginanneschi, che a 
tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del Commissario; 


VISTA l'ordinanza 25 maggio 1998 n. 483 con la quale il Vice Commissario ha 
approvato il Piano stralcio degli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni 
conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della 
Provincia di Arezzo; 


CONSIDERATA la successiva ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999 con la 
quale il Vice Commissario ha approvato la prima rimodulazione del piano stralcio 
sopra citato; 


VISTA la presa d'atto della prima rimodulazione del piano stralcio avvenuta in 
data 3 marzo 2000 da parte del Dipartimento della Protezione Civile; 


pos 
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PRESO ATTO dell'esito positivo ottenuto nell'ambito delle Conferenze di Servizi 
da numerosi progetti esecutivi che sono stati successivamente approvati dall'ente 
attuatore, o è stata rilasciata concessione edilizia da parte del Comune di 
competenza per quanto riguarda la Diocesi, e da questi trasmessi al Genio Civile 
di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 88/1982, elencati nell'allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 


RITENUTO OPPORTUNO di dover provvedere ad una azione di promozione 
delle prossime gare a trattativa privata da bandire da parte degli Enti attuatori, 
allo scopo di facilitare presso questi stessi la formazione di elenchi di imprese 
interessate alla partecipazione alle gare, in una prospettiva di affidamento lavori 
concentrato in un arco temporale estremamente ristretto; 


CONSIDERATO opportuno percorrere per tale azione la via dell'avviso da 
pubblicarsi sui principali quotidiani con cronaca sulla provincia di Arezzo, quali LA 
NAZIONE e CORRIERE DI AREZZO e sul quotidiano IL SOLE 24 ORE per | quali 
l'affidamento è disposto a cura della U.O0.C. “Editoria e pubblicità istituzionale”; 


TENUTO CONTO dei preventivi acquisiti dagli uffici per la pubblicazione 
dell'avviso di cui sopra, per una spesa complessiva di Lire 18.188.400 
(diciottomilionicentottantottomilaquattrocento); 


ORDINA 


1. E' approvata la spesa di Lire 18.188.400 
(diciottomilionicentottantottomilaquattrocento) per la pubblicazione dell'avviso 
allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, sui quotidiani con 
cronaca sulla provincia di Arezzo, quali LA NAZIONE e CORRIERE DI 
AREZZO e sul quotidiano IL SOLE 24 ORE; 


2. Si da mandato al competente ufficio del Commissario per la definizione 
dell'avviso e la programmazione della sua pubblicazione; 
di La presente ordinanza è comunicata ai Comuni, alla Diocesi di Arezzo, 


alla Comunità Montana della Valtiberina, agli Uffici regionali interessati e al 
Dipartimento della Protezione Civile; 
4. La presente è pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana. 


Firenze, 6 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996. Piano degli interventi 
infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica. Nona rimodulazione e parziale integrazione. (Ordinanza 
n. 839). 


IL SUB COMIISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96 
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25/06/96, 
ordinanza commissariale n. 4 del 28/06/96) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Protezione Civile n. 2449 del 25/06/96 con la quale il Presidente della Giunta 
regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli 
eventi alluvionali del 19 giugno 1996; 


VISTO in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto 
Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento 
della Protezione Civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente 
integrato e rimodulato ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento 
della Protezione Civile; 


VISTA l'ordinanza dei Commissario delegato n. 13 del 15.07.1996 con la quale è 
stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha 
preso atto in data 17.07.1996; 


CONSIDERATO altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26.07.1996 è 
stata approvata la Prima rimodulazione e parziale integrazione del Piano anche in 
adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17.07.1996 da parte del Dip. 
Prot. Civ. e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 01.08.96 ha 
comunicato la relativa presa d'atto; 


CONSIDERATO inoltre che: 

a) con ordinanza commissariale n. 61 del 09.09.1996 è stata approvata la Seconda 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che il Dipartimento Prot. Civ. con 
nota n. 56714 in data 13.09.96 ha comunicato la relativa presa d'atto; 

b) con ordinanza commissariale n. 158 del 12.11.1996 è stata approvata la Terza 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento Prot. 
Civ. in data 07.12.96 ha comunicato la relativa presa d'atto; 


a 
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c) con ordinanza commissariale n. 179 del 11.03.1997 è stata approvata la Quarta 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento Prat. 
Civ. con nota n. 61440 in data 26.03.97 ha comunicato la relativa presa d'atto; 

d) con ordinanza commissariale n. 206 del 15.05.1997 è stata approvata: la Quinta 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento Prot. 
Civ. con nota n. 56697 in data 30.05.97 ha comunicato la relativa presa d'atto; 

e) con ordinanza commissariale n. 225 del 16.07.1998 è stata approvata la Sesta 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento Prot. 
Civ. con nota n. 09/6617/54.30 in data 05.08.97 ha comunicato la relativa presa 
d'atto; 

f) con ordinanza commissariale n. 383 del 20.11.1997 è stata approvata la Settima 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento Prot. 
Civ. con nota n. 19741/54.30 in data 12.12.97 ha comunicato la relativa presa 
d'atto; 

g) con ordinanza commissariale n. 581 del 26.03.1999 è stata approvata l'Ottava 
rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento Prot. 
Civ. con nota n. OP/17457TS.0 in data 19.05.99 ha comunicato la relativa presa 
d'atto; 


RAVVISATA la necessità di provvedere ad una nuova rimodulazione e parziale 
integrazione del medesimo Piano per garantire compiutezza alle politiche di 
intervento, utilizzando le disponibilità finanziarie residue; 


RITENUTO, relativamente agli interventi finanziati direttamente dagli Enti Locali, di 
predisporre la rimodulazione a seguito della trasmissione da parte degli Enti 
Attuatori delle schede relative riepilogative, in conformità a quanto richiesto dal 
Dipartimento della Protezione civile con nota n. 0P/46212/Ts.02 del 27.12.1999; 


VALUTATO di procedere all'approvazione della Nona mmodulazione e parziale 
integrazione del piano degli interventi ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza PCM n. 
2449/96, con esclusione degli interventi finanziati direttamente dagli Enti Attuatori; 


VISTA la relazione illustrativa e le tabelle riassuntive degli gli interventi compresi 
nel piano allegate alla presente ordinanza come parte integrante e.sostanziale; 


VISTO l'art. 3 comma 6 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Protezione Civile n. 2449 del 25/06/96; 


RE GI 
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ORDINA 


1- E' approvata la Nona rimodulazione e parziale integrazione del Piano previsto 
dall'art. 3 dell'ordinanza PCM n. 2449 del 25.06.1996, allegata al presente atto 


come parte integrante e sostanziale. 


2. Gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 4 
dell'Ordinanza n. 2449/96. 


3 - Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato parte integrante e 
sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile per la relativa 
presa d'atto. 


Firenze, 6 aprile 2000 
Il sub commissario: FONTANELLI 


__ 25 


29-7-2000 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 


ORDINANZA 10 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Levante. Lavori di somma urgenza per la rimozione delle alghe spiaggiate nell’area della riserva forestale della duna di Feniglia. 
(Ordinanza n. F/840). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della 
Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della 
legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza 
urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello 
nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle 
competenze ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della 
predetta ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati. ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di’ Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 


Sag 


29-7-2000 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 


VISTA l’ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un 
incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione 
degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


RICHIAMATO il rapporto del 11.03.2000, agli atti dell'ufficio, in cui il Dott. 
Lenzi, sottolinea la presenza di depositi macroalgali spiaggiati e portati dal 
vento in aree di bassissimo fondale che costituiscono un enorme deposito di 
materia organica e ne suggerisce l'immediata rimozione via terra; 


RICHIAMATO il rapporto del 22.03.00, agli atti dell'ufficio con cui il Dott. Lenzi 
segnala l'ulteriore necessità di operare nei confronti dei depositi macroalgali 
spiaggiati e portati dal vento in aree di bassissimo fondale onde evitare 
drastici problemi di mineralizzazione anossigenica man mano che si procede 
verso la stagione calda e i conseguenti disagi a carico della fascia costiera 
della Feniglia; 


VISTA la richiesta di collaborazione per l'esecuzione di progettazione per la 
raccolta alghe nella riserva forestale della Duna di Feniglia avanzata dal 
commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello 
all'ufficio del Genio Civile di Grosseto; 


VISTA inoltre la nota inviata dall'ufficio del Genio Civile di Grosseto con cui si 
individua nel Geom. Fabrizio Rubegni il tecnico disponibile ad effettuare la 
progettazione in oggetto presso l'ufficio del Commissario della Laguna di 
Orbetello; 


VERIFICATO che, a seguito di sopralluogo eseguito dal Geom. Rubegni, 
insieme al Dott. Vegniluca e M.llo Sereni del Corpo Forestale, una notevole 
quantità di alghe tipo Gracilaria è stato addossato da forti venti lungo la duna 
della Riserva forestale di Feniglia e che tali alghe risultano in fase di 
fermentazione; 


CONSIDERATO che a seguito dello stesso sopralluogo è stata concordata 
con il Corpo Forestale dello Stato la rimozione di dette biomasse algali 
manualmente e con il minor uso possibile di mezzi meccanici, al fine di 
garantire il rispetto del delicato equilibrio dell'habitat della Duna di Feniglia; 


VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 29.03.00 dal Geom. 
Fabrizio Rubegni, allegato sotto la lettera “A”, in cui si comunica che 
l'intervento immediato per la rimozione delle alghe è stato iniziato con 
procedure d'urgenza, tramite la Ser.Tur Coop. a r.l. di Orbetello che ha firmato 
per accettazione il detto verbale; 


VERIFICATO che la Ser.Tur Coop. a r.l. è dotata del personale e dei mezzi 


idonei allo svolgimento delle operazioni in oggetto e che risulta regolarmente 
iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; 


«Lia ai 
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VISTA la perizia di somma urgenza redatta dai Geom. Fabrizio Rubegni e 
Antonio Lenzini dell'Ufficio del Commissario per la Laguna di Orbetello avente 
ad oggetto la “Rimozione delle alghe spiaggiate nell'area della riserva 
forestale della Duna di Feniglia", che composta da una relazione tecnica e da 
un computo metrico estimativo è allegata alla presente ordinanza sotto la 
‘lettera “B” come parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che la citata perizia prevedeva, nel quadro economico, la 
spesa relativa all'1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, ha disposto con 
deliberazione n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U 
per la gestione delle somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della L. 
109/94 e successive integrazioni e modificazioni; 


RITENUTO pertanto di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire, per le 
spese di progettazione, la somma di L. 847.500 sul capitolo di entrata n. 
24940 del bilancio regionale del corrente esercizio; 


VISTO che, nelle more dell'ultimazione della stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali in Loc. Patanella, in considerazione della 
necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile 
utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, 
opportunamente attrezzate ed impermeabilizzate dal Commissario in base a 
quanto ' previsto dall'ordinanza n. F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo 
stoccaggio provvisorio, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del 
Sindaco del Comune di Orbetello n. 8 del 22.01.1999 prot. 1878 e successive 
reiterazioni; i 


VISTO l'importo complessivo dei lavori di L. 71.000.000 di cui L. 56.500.000 
per i lavori in oggetto e L. 14.500.000 per somme a disposizione; 


VISTA l'offerta presentata dalla ditta in data 27.03.00, agli atti dell'ufficio con 
elenco dei prezzi unitari e orari; 


VISTO lo schema di atto di cottimo fiduciario tra il Commissario Delegato e la 
Ser.Tur Coop. a r.l. di Orbetello, allegato alla presente ordinanza sotto la 
lettera “C" quale parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che, per la perizia allegata ai sensi dell'art. 12, comma 6 del 
Decreto legislativo n. 494/96 non è necessario procedere alla designazione del 
coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 
12 alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di incaricare il Geom. Fabrizio Rubegni della direzione dei lavori in 


oggetto ed incaricare il Geom. Lenzini della predisposizione della contabilità dei 
lavori in oggetto; 


Sn 
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CONSIDERATA la necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla 
rimozione delle biomasse algali spiaggiate nell'area della Riserva Forestale 
della Duna di Feniglia; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare il verbale di somma urgenza per la rimozione delle alghe 
spiaggiate nell'area della riserva forestale della Duna di Feniglia, redatto dal 
Geom. Fabrizio Rubegni, allegato sotto la lettera “A" quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 


2. di approvare la perizia di somma urgenza redatta dai Geom. Fabrizio 
Rubegni e Antonio Lenzini avente ad oggetto la “Rimozione delle alghe 
spiaggiate nell'area della riserva forestale della Duna di Feniglia", che 
composta da una relazione tecnica e da un computo metrico estimativo è 
allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “B” come parte integrante e 
sostanziale; 


3. di affidare alla Ser.Tur Coop. a.r.I, con sede in Orbetello Corso Italia n. 198, i 
lavori relativi alla rimozione, stoccaggio e trasporto delle biomasse algali 
spiaggiate nella Riserva Duna di Feniglia per un importo complessivo di L. 
56.500.000 (cinquantaseimilionicinquecentomila) (Euro 29179,81) oltre IVA 
al 20%; 


4. di approvare lo schema di atto di cottimo fiduciario tra il Commissario 
Delegato e la Ser.Tur Coop. a r.l di Orbetello, allegato alla presente 
ordinanza sotto la lettera “C” quale parte integrante e sostanziale; 


5. di affidare al Geom. Fabrizio Rubegni, la direzione dei lavori e tutti gli 
adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente. La contabilità dei 
lavori sarà effettuata dal Geom. Antonio Lenzini dell'Ufficio del Commissario 
per la Laguna di Orbetello; 


6. di imputare ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2975/1999 gli oneri 
complessivi dei lavori pari a L. 71.000.000 (settantunomilioni) (Euro 
36668,44) di cui L. 56.500.000 (cinquantaseimilionicinguecentomila) (Euro 


29179,81) per i lavori in economia e L. 14.500.000 
(quattordicimilionicinquecentomila) (Euro 7488,63) per somme a 
disposizione; 


7. di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L. 847.500 
(ottocentoquarantesettemilacinquecento) (Euro 437,7) sul capitolo di entrata 
n. 24940 del bilancio regionale del corrente esercizio ai sensi dell'art. 18 
della legge n. 109/94; 


8. di trasmettere la presente ordinanza alla Ser.Tur Coop. a r.l., al Corpo 
Forestale dello Stato, al Geom. Rubegni, alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto 
sul BURT. 


Firenze, 10 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 
29 - 
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ORDINANZA 12 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Lavori per la realizzazione di un collettore fognario di collegamento tra 
Talamone-Fonteblanda e Albinia. Collaudo funzionale delle opere meccaniche e elettriche delle stazioni di sollevamento e collaudo 
amministrativo del progetto di completamento dell’impianto. (Ordinanza n. F/84]). 


IL VICE COMMISSARIO 
(Art. 5 Legge 24.02.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero 
dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998 e successive integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
‘stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 
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VISTA l'ordinanza n.40 dell'11.05.1995 con la quale viene affidato l'incarico 
all'Ing. Liciano Lotti per attività di assistenza tecnico progettuale relativa agli 
interventi di risanamento della Laguna di Orbetello e con ordinanza n.94 del 
29/12/1995 viene incaricato anche per la Direzione lavori e contabilità; 


RICHIAMATA l'ordinanza n.270/CDL con o cui la precedente gestione 
commissariale, affidava il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 
realizzazione del collettore fognante Talamone-Fonteblanda a Albinia, alla 
commissione di collaudo costituita dai Drr. Ingg. Tommaso Bernardini, Giuseppe 
Morisco e Giorgio Chimenti, ad eccezione delle parti elettromeccaniche; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n F/700 del 19.07.1999 con si 
approvava la perizia redatta dall'Ing. Lotti avente ad oggetto “Progetto di 
completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone- 
Fonteblanda relativo alle parti elettromeccaniche. Impianto di depurazione di 
Albinia” e si affidava l’incarico alla ditta S.1.C.1.E.T di Albinia; 


VISTA la nota redatta in data 18.11.1999 con cui l'Ing. Lotti, in qualità di direttore 
dei lavori, comunica che l'importo totale delle opere meccaniche ammonta a 
L. 375.990.000 e quello delle opere elettriche ammonta a L. 242.105.000; 


RICHIAMATO il parere redatto in data 03.03.2000 agli atti dell'ufficio, in cui l'ing. 
Pierluigi Giovannini, in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, ravvisa la necessità e 
l'urgenza di provvedere al collaudo tecnico-funzionale delle opere meccaniche, 
ed elettriche delle stazioni di sollevamento, nonché al collaudo amministrativo del 
progetto di completamento dell'impianto; 


CONSIDERATO che nello stesso parere l'ing. Giovannini propone di affidare 
l'incarico in oggetto ai Drr. Ingg. Giuseppe Morisco di Grosseto, Giorgio Chimenti 
di Genova e Tommaso Bernardini di Grosseto; 


VISTA la proposta di notula redatta in data 11.02.00 agli atti dell'ufficio, con cui i 
drr. Ingg. Giuseppe Morisco di Grosseto, Giorgio Chimenti di Genova e Tommaso 
Bernardini di Grosseto trasmettono la previsione di spesa complessiva relativa 
all'assolvimento dell'incarico in oggetto per un importo complessivo lordo di 
L. 19.922.548 (diciannovemilioninovecentoventiduemilacinquecentoquarantotto) 
(Euro 10289,14); 


RITENUTO pertanto di affidare tale incarico ai sopraccitati Drr. Ingg. in 
considerazione dell’approfondita conoscenza che hanno acquisito in merito ai 
“Lavori per la realizzazione di un collettore fognario di collegamento tra 
Talamone-Fonteblanda e Albinia.”; 


VISTO il parere di regolarità tecnica e di congruità contabile trasmesso dall'Ufficio 
del Genio Civile di Grosseto in data 22.02.00, agli atti dell'ufficio; 
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RICHIAMATE le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze DPC 
n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di affidare al gruppo di professionisti costituito dai Drr. Ingg. Giuseppe Morisco 
di Grosseto, Giorgio Chimenti di Genova e Tommaso Bernardini di Grosseto il 
collaudo tecnico-funzionale delle opere elettriche e meccaniche delle stazioni di 
sollevamento eseguiti nell'ambito dei lavori relativi alla “Realizzazione di un 
collettore fognario di collegamento tra Talamone-Fonteblanda e Albinia e il 
collaudo amministrativo del progetto di completamento dell'impianto; 


2. di imputare gli oneri complessivi di L. 19.922.548 
(diciannovemilioninovecentoventiduemilacinquecentoquarantotto) (Euro 
10289, 14) relativi a tale incarico ai fondi di cui all'ordinanza DPC n.2975/1999; 


3. di trasmettere la presente ordinanza ai Drr. Ingg. Giuseppe Morisco, Giorgio 
Chimenti e Tommaso Bernardini, al Comune di Orbetello, all'Ing. Liciano Lotti, 
alla ditta S.I.C.I.E.T e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 12 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 17 aprile 2000. 
Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente - secondo turno raccolta alghe. (Ordinanza n. F/842). 
IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 
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CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato” 
all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza tecnica 
e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello”; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 


VISTA l'ordinanza F/831 del 29.03.00 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un 
incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione 
degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


VISTA la nota redatta dal Dott. Lenzi il 12.01.00 da cui emerge l’esigenza di 
avviare l'attività di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Ponente ed 
evidenziava che era necessario rimuovere approssimativamente 240 tonnellate di 
alghe estese su una superficie di ca 500 ha; 


CONSIDERATO che con successivo rapporto del 23.03.00, agli atti dell'ufficio, il 
Dott. Lenzi segnalava un ulteriore aggravamento del quadro complessivo 
evidenziando importanti sviluppi algali nelle zone di Fibbia e Nassa, oltre ad 
ulteriori ammassamenti sottocosta ad Orbetello; 


VISTA la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto gli 
“Raccolta .e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello: interventi relativi alla Laguna di Ponente - Secondo turno raccolta 
alghe”, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” come parte integrante 
e sostanziale; 


VISTO il quadro economico di spesa per un importo complessivo di L. 
130.000.000 (centotrentamilioni) (Euro 67139,4) di cui L. 73.125.000 
(settantaremilionicentoventicinquemila) (Euro 37765,91) per lavori e L. 56.875.000 
(cinquantaseimilioniottocentosettantacinquemila) (Euro 29373,49) per somme a 
disposizione; 


VISTA la nota redatta in data 13.04.00 con cui la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. 
dichiara la disponibilità ad assumere i lavori in oggetto alle condizioni e prezzi 
indicate nella perizia; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ing. Pierluigi Giovannini 
in qualità di responsabile dell’area di progetto per il risanamento ambientale della 
Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio; 


VISTO lo schema di contratto tra- la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il 
commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello posto 


in allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B”; 
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RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia avente ad oggetto “Interventi relativi alla raccolta e 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente-Secondo 
turno raccolta alghe” redatta dall'Ing. Francesco Martino, allegata alla presente 
ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 


2. di affidare la prestazione di servizi in oggetto alla Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.l. con sede in Orbetello Via Leopardi, 9, ad ai patti e condizioni indicati 
nello schema di contratto di cui al successivo punto 4); 


3. di approvare il quadro economico di spesa per un importo complessivo di 
L. 130.000.000 (centotrentamilioni) (Euro, 67139,4) di cui L. 73.125.000 
(settantatremilionicentoventicinquemila) (Euro 37765,91) per lavori e L. 
56.875.000 (cinquantaseimilioniottocentosettantacinquemila) (Euro 29373,49) 
per somme a disposizione; 


4. di approvare lo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il 
Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello, 
allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B”; 


5. di affidare la direzione dei lavori all’Ing. Francesco Martino, di incaricario a 
provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 
nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato non 
sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi 
dell'art. 3, comma 3, lett.b) ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti 
amministrativi previsti dalla normativa vigente ed il particolare la tenuta dei 
registri di carico e scarico e del formulario di identificazione previsti dal D. Lgs. 
n. 22/1997; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., 


ali'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 17 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 17 aprile 2000. 
Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Realizzazione di grigliatura automatica in uscita dall’area conterminata 
dell’Ansedonia ad integrazione dell’ordinanza commissariale n. F/755/99. (Ordinanza n. F/843). 
IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari. al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/543 del 18.01.1999 è stato affidato 
all'Iing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza 


cia 
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tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di 
Orbetello”; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/752 dell'8.10.1999 con cui si 
approvava la perizia redatta dall’Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la 
realizzazione di una grigliatura automatica in uscita dall'area conterminata 
dell'Ansedonia; 


RICHIAMATO inoltre l'ordinanza commissariale n. F/755 del 26.10.1999 con cui 
si affidava la fornitura e posa in opera della sgrigliatura automatica in oggetto 
alla Friulana Costruzioni S.r.I. di Vigonovo di Fontanafredda; 


CONSIDERATO che, a seguito di un sopralluogo dell'Ing. Martino e dell'Ing. 
Giovannini, si sono verificate problematiche connesse alla chiusura della 
conterminazione di Ansedonia e ad un eccezionale afflusso di masse algali 
verso la stazione di sgrigliatura; 


VISTA la nota del 13.03.00 con cui l'Ing. Martino che per i sopraccitati 
problemi, al fine di evitare la messa fuori esercizio della sgrigliatura, si è reso 
necessario disporre la fornitura e posa in opera di ulteriori tre pettini 
supplementari per ogni griglia; 


VISTO il preventivo presentato dalla Friulana Costruzioni S.r.l. in data 13.03.00 
avente ad oggetto la fornitura di tre pettini supplementari per ogni griglia per un 
importo complessivo di L. 10.350.000 (diecimilionitrecentocinquantamila) (Euro 
5345,33) oltre IVA, vistato dall'Ing. Martino e posto in allegato alla presente 
ordinanza sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale; 


VISTA l'opportunità e l'urgenza di provvedere a triplicare la portata unitaria della 
griglia già messa in opera, condizione necessaria per consentire la rimozione 
dell'ingente quantitativo di alghe; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 
1. di affidare la fomitura e posa in opera di n. 3 pettini supplementari sulla 
griglia automatica in uscita dall'area conterminata dell'Ansedonia alla 
Friulana Costruzioni S.r.l. di Vigonovo di Fontanafredda; 
2. di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal 
preventivo allegato sotto la lettera “A" alla presente ordinanza come parte 


integrante e sostanziale; 


3. di imputare ia spesa di L. 10.350.000 (diecimilionitrecentocinquantamila) 
(Euro 5345,33) oltre IVA ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999; 


4. di affidare la direzione e la contabilità dei lavori nonché la notifica’ 
preliminare di cui all'art. 11 comma 1 D.lgs. 494/1996 all’Ing. Martino; 


ai 
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5. di provvedere alla liquidazione del predetto importo alla ditta. Friulana 
Costruzioni S.r.l. di Vigonovo di Fontanafredda (PN), tramite la Prefettura di 
Grosseto, su presentazione della fattura vistata dall'Ing. Martino previa 
verifica della regolare esecuzione della posa in opera nonché la funzionalità 
dell'impianto; 


6 di comunicare il presente atto alla Friulana Costruzioni S.r.l., all'Ing. 
Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Firenze, 17 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 20 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in 
laguna, in località Patanella - Progetto per la realizzazione della condotta in pressione per l’immissione del percolato nella pub- 
blica fognatura. (Ordinanza n. F/844). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto 
è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza 
DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a*provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18/01/1999 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 
assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della 
Laguna; 


pa 
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CONSIDERATO che con ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.1999 è stato 
approvato il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello che 
prevede, tra gli interventi strutturali per la Laguna, la realizzazione di un impianto 
per lo stoccaggio delle alghe in località Patanella; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/692 del 13.07.1999 è stato approvato, 
con autorizzazione della Provincia di Grosseto su parere favorevole della 
conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti del 19/08/1999, il progetto per la 
realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali 
raccolte in laguna; 


CONSIDERATO che al fine di smaltire il percolato derivante dalla stabulazione 
delle alghe si prevede la sua immissione nella fognatura pubblica e il successivo 
trattamento presso il depuratore in Loc. Neghelli; 


VISTA la nota prot. 0372 del 03.03.00 agli atti dell'Ufficio con cui il Commissario 
richiedeva al Comune di Orbetello la modifica del regolamento comunale per 
l'immissione in fognatura dei reflui costituiti dal percolato dei siti di stoccaggio 
alghe e ne comunicava le caratteristiche medie; 


RICHIAMATA la nota prot. 10135 del 20.03.00 agli atti dell'Ufficio, indirizzata 
all’ARPAT, con cui il Comune di Orbetello ritiene di consentire un afflusso di 
percolato da alghe con portata pari a 0,5 Lit/sec nel periodo dalle ore 7.00 alle ore 
13.00 dei giorni feriali senza alterazioni delle capacità depurative dell'impianto di 
Neghelli e comunica di procedere alla modifica del regolamento per l'accettazione 
in fognatura del percolato in oggetto previa installazione di un misuratore di 
portata e di contatore volumetrico; 


VISTO che l’ARPAT ha espresso, in data 12.04.00, il proprio nulla osta agli atti 
dell'Ufficio alla variazione del regolamento comunale come in oggetto a 
condizione che siano rispettati i valori limite di emissione dello scarico 
dell'impianto di Neghelli, in ambiente esterno; 


VISTA la perizia redatta dall’Ing. Francesco Martino avente ad oggetto “Stazione 
di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna loc. 
Patanella - Progetto per la realizzazione della condotta in pressione per 
l'immissione del percolato nella pubblica fognatura" che composta da relazione 
tecnica e quadro economico, elenco prezzi unitari, stima delle opere a corpo, 
capitolato speciale di appalto è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” 
come parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che il progetto consiste nella realizzazione di una condotta in 
pressione che collega la vasca di raccolta e stoccaggio del percolato con la rete 
fognante in prossimità della SS1 Aurelia; 


RICHIAMATO il parere favorevole in linea tecnica redatto dall'Ing. Pierluigi 
Giovannini in qualità di responsabile tecnico dell'area di progetto per il 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'Ufficio; 
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VISTO l'importo complessivo di L. 120.000.000 (centoventimilioni). (Euro 
61974,83) di cui L. 99.504.000 (novantanovemilionicinquecentoquattromila) 
(51389,53) per lavori a base d'asta e L. 20.496.000 
(ventimilioniquattrocentonovantaseimila) (Euro 10585,3) per somme a 
disposizione; 


CONSIDERATO che per la particolarità dei lavori di cui alla perizia citata, può 
essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia 
nonché dotate di idonea capacità tecnica; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. n. F/748 del 04.10.99 erano già stati affidati 
alla Cava Albegna Marsiliana S.r.l. i lavori per la realizzazione delle opere edili 
relative alla stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte 
in laguna loc. Patanella e che quindi tale ditta è già operativamente presente 
sull'area indicata_in perizia ed è dotata della professionalità e competenza tecnica 
nonché di adeguata attrezzatura per procedere alle prestazioni in oggetto; 


VISTA l'offerta presentata dalla ditta in data 18.04.99, allegata al presente atto 
sotto la lettera “B”, con cui la Cava Albegna Marsialiana S.r.l. dichiara di accettare 
tutte le condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


PRESO ATTO che, in base alla sopraccitata perizia, la prevista durata del 
cantiere è di 20 giorni e che pertanto ai sensi di tale perizia non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione 
del piano di sicurezza ex art. 12 del Decreto Legislativo n. 494/96, ma, trattandosi 
di attività comportanti particolari rischi è necessario procedere alla notifica 
preliminare di cui all'art. 11 del predetto Decreto Legislativo; 


RITENUTO di attribuire tale adempimento all’Ing. Francesco Martino,. il quale 
dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al Decreto 
Legislativo n. 494/96, che nel cantiere non vengano impiegati 
contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a) 
del predetto Decreto; 


VISTO che il nuovo quadro economico a seguito dell'offerta risulta essere 
determinato in complessive L. 120.000.000 (centoventimilioni) (Euro 61974,83), 


di cui L 97.414.416 
(novantasettemilioniquattrocentoquattordicimilaquattrocentosedici) (Euro 
50310,35) per lavori e L. 22.585.584 
(ventiduemilionicinguecentottantacinquemilacinquecentottantaquattro) (Euro 


11664,48) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 


PRESO ATTO degli alti costi di smaltimento del percolato sostenuti da questa 
amministrazione per il trasporto su gomma e conferimento all'impianto di 
depurazione di Follonica del percolato derivante dalle vasche di stoccaggio 
provvisorio della Patanella, utilizzate, nelle more dell'ultimazione della stazione di 


stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali, per far fronte alle operazioni di 
raccolta delle alghe; 


ce Me 
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CONSIDERATO quindi che, come emerge dal citato parere redatto dall'Ing 
Giovannini, fa soluzione prospettata, abbattendo gli oneri di trasporto e 
conferimento al depuratore di Follonica, è la più vantaggiosa per questa gestione 
commissariale; 


VISTA la nota prot. 0638 del 10.04.00 agli atti dell'Ufficio con cui il Vice 
Commissario chiede al Presidente del Consorzio comunale strade vicinali, di poter 
realizzare lo scavo idoneo all’alloggiamento delle due canalizzazioni e la 
successiva autorizzazione del sopraccitato Consorzio pervenuta in data 19.04.00; 


VISTO lo schema di contratto tra il Commissario delegato e la Ditta Cava Albegna 
Marsiliana S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “C”; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto “Stazione 
di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna loc. 
Patanella - Progetto per la realizzazione della condotta in pressione per 
l'immissione del percolato nella pubblica fognatura” che composta da 
relazione tecnica e quadro economico, elenco prezzi unitari, stima delle 
opere a corpo, capitolato speciale di appalto è allegata alla presente 
ordinanza sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 


2. di affidare i lavori alla Ditta Cava Albegna Marsiliana S.r.l. con sede a 
Manciano in Loc. Marsialiana SS 74 Km 13+200 per un importo 
complessivo di L. 97.414.416, a seguito di ribasso del 2,10%; 


3. di imputare gli oneri complessivi risultanti dal nuovo quadro economico di 
complessive L. 120.000.000 (centoventimilioni) (Euro 61974,83), di cui L. 
97.414.416 (novantasettemilioniquattrocentoquattordicimilaquattrocentosedici 
(Euro 50310,35) per lavori e L. 22.585.584 
(ventiduemilionicinquecentottantacinquemilacingquecentottantaquattro) (Euro 
11664,48) per somme a disposizione dell'Amministrazione ai fondi di cui alla 
ordinanza DPC n. 2975/1999; 


4. di affidare all’Ing. Francesco Martino la direzione dei lavori e la notifica 
preliminare ai sensi del D. Lgs. 494/96 Art.11 comma 1, lettera C; 


5. di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta Cava Albegna Marsiliana S.r.l., 
al Comune di Orbetello, all’Arpat, al Consorzio Comunale Strade vicinali 
presso l'ufficio agricoltura del comune di Orbetello, all'Ing. Martino e alla 
Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre 
la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Firenze, 20 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 


od — 
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ORDINANZA 20 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale: incarico al geom. Carri 
Mario. (Ordinanza n. F/845). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto 
è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza 
DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


CONSIDERATO che in base alle predette ordinanze il Commissario può avvalersi 


delle strutture tecniche e amministrative degli enti locali interessati all'attuazione 
degli interventi previsti, nonché delle autorità e degli uffici competenti in materia; ‘ 
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VISTA la necessità di una analisi e definizione delle circa 250 pratiche di esproprio 


o di apposizione di servitù, avviate dalla precedente gestione commissariale e 
tuttora pendenti; 


CONSIDERATO che nell'ambito dell’attuale organizzazione dell'Ufficio del 


Commissario non vi sono tecnici con competenza e specializzazione adeguate allo 
svolgimento di tale attività; 


VISTA la nota del 23.12.1998 inviata dal Commissario al Ministero delle Finanze - 
Direzione compartimentale del territorio per Toscana e Umbria, agli atti dell'ufficio, 
in cui si conferma l'esigenza già espressa dal precedente Commissario Corsi, di 
attivare forme di collaborazione con l'Amministrazione dello Stato per l'utilizzazione 
di personale della Sezione staccata del demanio di Grosseto, per l'analisi e la 
verifica delle pratiche di esproprio o di apposizione di servitù; 


VISTA la successiva nota prot. 216 del 21.01.2000, agli atti dell'ufficio, con cui il 
Commissario ribadisce l'urgenza di attivare detta collaborazione, in particolare con il 
Direttore Tributario Mario Carri; 


PRESO ATTO della nota prot. G1/16492 del 07.03.00 con cui il Ministero delle 
Finanze ha autorizzato il funzionario Carri Mario ad espletare con responsabilità 
esclusivamente personali e al di fuori dell'orario di servizio, sia ordinario che 
straordinario, l’incarico tecnico in oggetto; 


CONSIDERATO che in base all'ordinanza DPC n. 2975/1999 il personale che 
svolge ‘attività di supporto al Commissario, per un numero massimo di 15 unità, 
viene retribuito con un compenso forfettario in relazione alle prestazioni 
effettivamente svolte rapportato al massimo a 40 ore di straordinario mensili; 


RITENUTO pertanto di avvalersi della collaborazione del Geom. Mario Carri fino 
al termine della gestione commissariale (31.12.2001), autorizzando il pagamento 
di un compenso, rapportato ad un massimo di n. 40 ore mensili di straordinario, in 
considerazione del suo profilo professionale e di quanto comunicato direttamente 
alla Prefettura di Grosseto dalla sua amministrazione di competenza; ' 


ORDINA 


1. di attivare fino al 31/12/2001 la collaborazione con il Ministero delle Finanze, 
Direzione compartimentale del Territorio per Toscana e Umbria, Sezione 
distaccata di Grosseto, ed in particolare con il Direttore tributario Geom. Mario 
Carri per la analisi e definizione dei procedimenti di esproprio o di 


apposizione di servitù avviate dalla precedente gestione commissariale e 
tuttora pendenti; 


2. di autorizzare il pagamento al Geom. Mario Carri di un compenso quantificato 
in via forfettaria al massimo a 40 ore mensili di straordinario; 


3. di stabilire, in maniera analoga a quanto fissato per il personale di altri enti 


che svolge attività di supporto alla gestione commissariale, che la liquidazione 
da parte della Prefettura di Grosseto avvenga ogni trimestre, in 
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considerazione del profilo professionale cui il Geom. Mario Carri appartiene e 
di quanto comunicato direttamente dalla sua Amministrazione alla Prefettura 
medesima; 


4. di finanziare le spese di cui al precedente punto 2 con i fondi di cui alla 
ordinanza DPC n. 2975/99; 


5. di trasmettere la presente ordinanza al Geom. Mario Carri, al Ministero delle 
Finanze - Dipartimento Direzione Centrale dei servizi tecnici erariali - 
Divisione 1% e Direzione centrale per i Servizi Generali, il Personale e 
l'Organizzazione Divisione 34, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti 
di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 20 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


Me ge 
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ORDINANZA 20 aprile 2000. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della 
provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero dell’interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ammissione a finanziamento di progetti ese- 
cutivi ed approvazione testo integrato e coordinato delle disposizioni operative. (Ordinanza n. D/846). 

IL VICE COMMISSARIO 
In funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2741 del 30.1.98) 
ordinanza commissariale D/517 del 12.11.1998 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2741 del 30.1.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata nei territori dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve S.Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di 
Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12.11.1998 con la quale il 
Presidente della Regione Toscana ha nominato, in sostituzione del precedente 
Vice commissario Paolo Fontanelli, quale Vice Commissario agli interventi relativi 
all'evento sismico in oggetto il sottoscritto Assessore Mauro Ginanneschi, che a 
tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del Commissario; 


VISTA l'ordinanza 25 maggio 1998 n. 483 con la quale il Vice Commissario ha 
approvato il Piano stralcio degli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni 
conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della 
Provincia di Arezzo; 


CONSIDERATO la successiva ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999 con la 
quale il Vice Commissario ha approvato la prima rimodulazione del piano stralcio 
sopra citato; 


VISTA la presa d'atto della prima rimodulazione del piano stralcio avvenuta in 
data 3 marzo 2000 da parte del Dipartimento della Protezione Civile; 
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PRESO ATTO dell'esito positivo ottenuto nell’ambito delle Conferenze di Servizi 
dai progetti esecutivi che sono stati successivamente approvati dall'ente attuatore 
e da questi trasmessi al Genio Civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla 
L.R. n. 88/1982, elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 


CONSIDERATA l'opportunità, sentiti gli enti attuatori, di dettare disposizioni in 
relazione all'affidamento dei lavori in parte modificative ed integrative delle 
precedenti, in modo da garantire efficienza e flessibilità nella gestione degli 
appalti, compatibilmente con la natura dell'Ente attuatore; con particolare 
riferimento alle procedure di competenza dell'Ente attuatore Diocesi, per quanto 
non definito nelle precedenti ordinanze; 


RITENUTO inoltre opportuno nel dettare ulteriori disposizioni tenere conto di 
quanto stabilito con Ordinanza DPC n. 3022 del 17.11.1999 art. 4 con la quale si 
ricomprendono nel finanziamento anche le opere necessarie per l'adeguamento 
degli impianti tecnologici e l'abbattimento delle barriere architettoniche; 


RITENUTO altresì di dover garantire una costante provvista agli Enti attuatori, in 
modo da consentire le più agevole condizioni relativamente ai pagamenti; 


TENUTO CONTO inoltre delle disposizioni operative contenute nelle ordinanze 
commissariali n. D/564 del 18.2.1999 e n. D/615 del 3.5.1999, in materia di 
monitoraggio degli interventi già approvati e della necessità di provvedere ad 
integrarle ai fine di consentire l'avvio delle procedure; 


RITENUTO opportuno, conseguentemente alle considerazioni precedenti, 
modificare il sistema di monitoraggio degli interventi, delegando gli uffici del 
Commissario ad adeguare le schede di monitoraggio; 


ESAMINATE le richieste inoltrate dall'Ente attuatore Diocesi al fine di ottenere un 
prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto ai nove mesi previsti per 
n° 19 progetti su 21 presentati; 


CONSIDERATO infine utile e opportuno accorpare in un unico documento le 
disposizioni operative al fine di facilitare l'applicazione delle stesse da parte degli 
Enti attuatori; 


ORDINA 


1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato 1 alla 
presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, per gli importi a 
fianco di ciascuno indicati, e rispondenti alle previsioni del Piano di prima 
rimodulazione approvato con Ordinanza commissariale n° D/782 del 2 
dicembre 1999, come risulta dalla nota introduttiva del medesimo allegato; 


2; I suddetti interventi sono eseguiti dagli Enti attuatori in conformità ai 
progetti approvati nelle conferenze di servizi di cui all'art. 14 del DL n.6/98 e 
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sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 
2741 del 30 gennaio 1998; 


3. E' approvato il testo integrato e coordinato delle disposizioni operative 
approvate con ordinanza commissariale n.D/564 del 18.2.1999 e n. D/615 del 
3.5.1999, per l'attuazione del Piano degli interventi, allegato alla presente 
ordinanza quale parte integrante e sostanziale (allegato 2) che sostituisce, per 
quanto ivi previsto, le disposizioni operative approvata con le ordinanze sopra 
citate; 


4. Gli Enti attuatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dal 
Commissario nell'attuazione del Piano tramite la compilazione di apposite 
schede di monitoraggio predisposte dagli uffici; 


D: Si rinvia eventuale concessione di proroga del termine di esecuzione 
lavori ad una successiva fase di avanzamento dei lavori stessi; 


6. La presente ordinanza è comunicata ai Comuni, alla Diocesi di Arezzo, alla 
Provincia di Arezzo, alla Comunità Montana della Valtiberina, agli Uffici 
regionali interessati e al Dipartimento della Protezione Civile; 


7.La presente ordinanza comprensiva dell'allegato parte integrante e sostanziale 
è pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana. 


Firenze, 20 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Acquisto rulli di trascinamento e nastri di raccolta e di magazzino per i 
natanti raccogli alghe. (Ordinanza n. F/847). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.07.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato 
conseguentemente prorogato l’incarico commissariale, come espressamente 
rilevato dallo stesso Dip. Prot. Civ. con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11.06.1999; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/766 del 17.11.1999 con la quale è stato 
affidato al Geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di 
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supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di 
Orbetello; 


VISTO che per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe 
sono stati acquistati alcuni autoveicoli e natanti tra i quali, in particolare, due 
raccogli alghe dalla Ecolag S.r.l. di Mestre (VE) ; 


VISTE le note in data 01 e 06 aprile 2000 agli atti di ufficio della Orbetello Pesca 
S.r.l., ditta incaricata dal Commissario alla raccolta delle alghe mediante l’uso del 
raccogli alghe Ecolag X-14, con le quali segnala l'urgenza di provvedere alla 
sostituzione del “nastro di magazzino e di quello di raccolta” data lo loro vetustà; 


VISTO il rapporto informativo in data 03.04.00 redatto dal Geom. Alberto 
Salvestroni, agli atti di ufficio, dal quale si evince che a causa del consistente 
aumento di peso della massa algale si è determinata una notevole usura dei 
suddetti materiali per cui si rende necessario provvedere urgentemente al loro 
acquisto anche al fine, in caso di rottura, di evitare il completo fermo dei natanti e 
quindi di interrompere la raccolta delle alghe; 


PRESO ATTO pertanto che è necessario l'acquisto di n. 2 rulli di trascinamento 
completi, uno per il nastro di raccolta ed uno per il nastro di magazzino e, come 
indicato nel parere espresso in data 24.04.00 dall’Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del 
Commissario, agli atti di ufficio, per tale acquisto è possibile rivolgersi alla ditta SE. 
R. NAVI S.n.c. di Marghera (VE) specializzata nella produzione dei pezzi di 
ricambia di cui trattasi; 


VISTO il preventivo formulato dalla predetta ditta ed allegato alla presente 
ordinanza sotto la lettera “A", per L. 4.780.000, prezzo ritenuto congruo come 
risulta dal citato parere dell'Ing. Moretti; 


VISTE le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo 
presentato; 


VISTA l'urgenza di provvedere all'acquisto in rapporto alla necessità di garantire la 
operatività dei natanti di proprietà del Commissario per lo svolgimento in essere 
delle attività di raccolta delle alghe; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di procedere all'acquisto di n. 2 rulli di trascinamento completi, uno per il nastro 
di raccolta ed uno per il nastro di magazzino dalla ditta SE.R. NAVI S.n.c. con 
sede a Marghera per L. 9.560.000 (novemilionicinquecentosessantamila) (Euro 
4937,33) il tutto come meglio definito nel preventivo del 19.04.00 presentato 
dalla società e allegato sotto la lettera “A” alla presente ordinanza; 
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2. di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal 
medesimo preventivo allegato; 


3. di imputare le spese derivanti dal contratto di acquisto, come quantificate al 
precedente punto 1, ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/99; 


4. di incaricare l'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del Commissario di seguire gli 
adempimenti conseguenti all'acquisto del nastro di magazzino e di quello di 
raccolta; 


5. di comunicare la presente ordinanza alla Se. R. Navi S.n.c., all' Ing. Luca 


Moretti, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché 
di pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Firenze, 21 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante - doppio turno, seconda fase, seconda squadra. Affidamento alla Orbetello 
Pesca s.r.l. (Ordinanza n. F/848). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'intemo delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 


Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 
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VISTA l'ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico 
di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli 
sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


RICHIAMATO il rapporto del 11.03.2000, agli atti dell'ufficio, in cui il Dott. 
Lenzi, nel quadro dell'incarico conferitogli, sottolinea l'esigenza di intensificare 
l'attività di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Levante, ed in 
particolare nell'area di Ansedonia, onde evitare il verificare di seri problemi 
distrofici nel periodo estivo con gravi conseguenze sull'ambiente costiero; 


CONSIDERATO che con nota del 12.04.00, l'ing Martino ha comunicato al vice 
commissario delegato che la prima fase di raccolta delle biomasse. algali, 
affidata con ordinanze n. F/799, F/829, F/835, F/836, la cui ultimazione era 
prevista per il 14.04.00, si è protratta fino al 22.04.00 ; 


VISTO che il dott. Lenzi nel successivo rapporto del 22.03.00 conferma il 
quadro emergenziale della precedente relazione e suggerisce di continuare 
intensivamente la raccolta delle biomasse algali, individuando la laguna di 
Levante come la zona più critica che richiede interventi particolarmente intensi; 


CONSIDERATO che a seguito dell'ultimazione della prima fase dei lavori di 
raccolta alghe sono perdurate le condizione di emergenza ambientale; 


VISTO che, nelle more dell'ultimazione della stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali in Loc. Patanella, in considerazione della 
necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile 
utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, opportunamente 
attrezzate ed impermeabilizzate dal Commissario in base a quanto previsto 

. dall'ordinanza n. F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo stoccaggio provvisorio, 
ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del Sindaco del Comune di 
Orbetello n. 8 del 22.01.1999 prot. 1878 e successive reiterazioni; 


VISTA la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali 
nella Laguna di Orbetello elaborata dall'Ing. Francesco Martino e avente ad 
oggetto,” Doppio Turno-seconda fase, seconda squadra: Interventi relativi alla 
laguna di Levante” allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” come 
parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che le attività di intervento ipotizzate dalla richiamata 
relazione dovranno produrranno circa 1100 tonnellate di alghe da avviare allo 
stoccaggio provvisorio, utilizzando un autocarro con attrezzatura scarrabile, e 
un automezzo da locare dalla Orbetello Pesca Lagunare, attribuendo alla 
medesima impresa, anche il servizio di guida e gestione dei predetti mezzi; 


RICHIAMATA la nota con cui la Orbetello Pesca lagunare conferma la propria 
disponibilità a cedere in locazione al Commissario delegato un automezzo Fiat 
130/nc al costo orario di L. 56.035 per 13 ore giornaliere per 67 giorni, ovvero 
per un importo complessivo di L. 48.806.485 
(quarantottomilioniottocentoseimilaquattrocentottantacinque) (Euro 25206,45) 


soldino 
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oltre IVA al 20% già ricompreso nelle somme a disposizione del quadro 
economico della perizia in oggetto; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 


della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la 
redazione del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96 
poiché il numero di Uomini Giorno risulta inferiore a 100 u/g, ma, trattandosi di 
attività comportanti particolari rischi, è mecessario procedere alla notifica 
preliminare di cui all'art.11 del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di attribuire tale adempimento all'Ing. Francesco Martino, il quale 
dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al Decreto 
Legislativo n. 494/96, che nel cantiere non vengano. impiegati 
contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera 
a) del predetto Decreto; 


RITENUTO di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli 
adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formuiario di identificazione 
previsti dal D. Igs. 22/1999 e successive modificazioni; 


VISTO l'importo complessivo del servizio di L. 390.000.000 di cui L. 


228.519.612 per i lavori a base d'asta e L. 161.480.388 per somme a 
disposizione; 


VISTA la nota redatta in data 21.04.00, agli atti dell'ufficio, dalla Orbetello 
Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad 
assumere il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


VISTO lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B"; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall’Ing. Pierluigi 
Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio; 


lee a 
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RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall’Ing. Martino avente ad oggetto la 
prestazione di servizi per la “Raccolta e stoccaggio provvisorio delle 
biomasse algali nella Laguna di Orbetello, Doppio turno- seconda fase- 
seconda squadra: Interventi relativi alla laguna di Levante”, allegata alla 
presente ordinanza sotto la lettera “A" come parte integrante e sostanziale 
per un importo complessivo di Lit. 390.000.000 (trecentonovantamilioni) 
(Euro 201418,19) di cui L. 228.519.612 

(duecentoventottomilionicinquecentodiciannovemilaseicentododici) (Euro 

118020,53) per i lavori a base d'asta e L. 161.480.388 

(centosessantunomilioniquattrocentottantamilatrecentottantotto) (Euro 

83397,66) per somme a disposizione, comprensive degli oneri per la 

locazione di un automezzo dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.; 


2. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., con sede 
in Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta 
delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo 
trasporto e stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le 
condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 228.519.612 
oltre IVA al 20%; 


3. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegata 
sotto la lettera “B” alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


4. affidare la direzione dei lavori all'Ing. Francesco Martino, di incaricario a 
provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 
nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato 
non sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente, 
ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.b) ed, in particolare, di affidargli tutti gli 
adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; 


5. di affidare inoltre all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. lIgs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


6. di prendere in locazione dalla Orbetello Pesca lagunare S.r.l. l'autocarro 
FIAT  130/NC targato GR 286776 al costo orario di L. 56.035 
(cinquantaseimilatrentacinque) (Euro 28,94); 
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7. di dare atto che l'autocarro sarà utilizzato per circa 13 ore giornaliere per la 
durata presunta di 67 giorni per un ammontare di circa L. 48.806.485 
(quarantottomilioniottocentoseimilaquattrocentottantacinque) (Euro 
25206,45) oltre IVA al 20%; 


8. di imputare gli oneri di cui al punto 2) e quelli di cui al punto 6) ai fondi 
stanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999; 


9. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 


all'ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 21 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante - doppio turno, seconda fase, prima squadra. Affidamento alla ditta Lau- 
renti Marino. (Ordinanza n. F/849). 


IL VICE COMMISSARIO: 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della 
Giunta Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della 
legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza 
urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello 
nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle 
competenze ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della 
predetta ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 


VISTA l'ordinanza F/831/2000 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un incarico 
di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli 
sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


RICHIAMATO il rapporto del 11.03.2000, agli atti dell'ufficio, in cui il Dott. 
Lenzi, nel quadro dell'incarico conferitogli, sottolinea l'esigenza di intensificare 
l'attività di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Levante, ed in 
particolare nell'area di Ansedonia, onde evitare il verificare di seri problemi 
distrofici nel periodo estivo con gravi conseguenze sull'ambiente costiero; 


CONSIDERATO che con nota del 12.04.00, l'Ing. Martino ha comunicato al 
vice commissario delegato che la prima fase di raccolta delle biomasse algali, 
affidata con ordinanze n. F/799, F/829, F/835, F/836, la cui ultimazione era 
prevista per il 14.04.00, si è protratta fino al 22.04.00; 


VISTO che il Dott. Lenzi nel successivo rapporto del 22.03.00 conferma il 
quadro emergenziale della precedente relazione e suggerisce di continuare 
intensivamente la raccolta delle biomasse algali, individuando la laguna di 
Levante come la zona più critica che richiede interventi particolarmente 
intensi; 


CONSIDERATO che a seguito dell'ultimazione della prima fase dei lavori di 
raccolta alghe sono perdurate le condizione di emergenza ambientale; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/848 del 21.04.00 ha avuto inizio la 
seconda fase di raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella 
Laguna di Orbetello; 


VISTO che, nelle more dell'ultimazione della stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali in Loc. Patanella, in considerazione della 
necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile 
utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, 
opportunamente attrezzate ed impermeabilizzate dal Commissario in base a 
quanto previsto dall’ordinanza n. F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo 
stoccaggio provvisorio, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del 
Sindaco del Comune di Orbetello n. 8 del 22.01.1999 prot. 1878 e successive 
reiterazioni; 


VISTA la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali 
nella Laguna di Orbetello elaborata dall’Ing. Francesco Martino e avente ad 
oggetto “Doppio Turno - seconda fase, prima squadra: Interventi relativi alla 
laguna di Levante Aprile 2000 allegata alla presente ordinanza sotto la lettera 
“A° come parte integrante e sostanziale; 
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CONSIDERATO che le attività di intervento ipotizzate dalla relazione tecnica 
della predetta perizia produrranno circa 1100 tonnellate di alghe da avviare 
allo stoccaggio provvisorio; 


VISTA l'ordinanza n. F/766 dei 15.11.1999 con cui è stato approvato lo 
schema di convenzione avente ad oggetto l'incarico professionale con il 
Geom. Salvestroni relativo alla “Attività di supporto tecnico per la gestione 
dell'emergenza ambientale della laguna di Orbetello”; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo mazionale delle imprese esercenti servizi di 
smaltimento rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la Ditta Laurenti Marino di Grosseto risulta essere dotata 
della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la 
redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del Decreto legislativo n. 494/96 
poiché il numero di Uomini Giorno ristulta inferiore a 100 u/g, ma, trattandosi di 
attività comportanti particolari rischi, è necessario procedere alla notifica 
preliminare di cui all'art.11 del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di attribuire tale adempimento e la direzione dei lavori all'Ing. Luca 
Moretti dell'Ufficio del Commissario il quale deve altresì curare, in mancanza 
del piano di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 494/96, che nel cantiere 
non vengano impiegati contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi 
dell'art. 11, comma 1, lettera a) del predetto Decreto; 


PRESO ATTO che per il predetto incarico sarà applicata la percentuale 
del'1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94 a valere sulle spese tecniche 
indicate nel quadro economico della perizia; 


RITENUTO di attribuire al Geom, Salvestroni gli adempimenti amministrativi 
relativi alla tenuta del formulario di identificazione previsti dal D. Igs. 22/1999 e 
successive modificazioni; 


VISTO l'importo complessivo del servizio di L. 420.000.000 di cui L. 
290.159.612 per i lavori a base d'asta e L. 129.840.388 per somme a 
disposizione; 
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VISTA la nota redatta in data 21.04.00, agli atti dell'ufficio, dalla Laurenti 
Marino con cui l'impresa dichiara di essere disponibile ad assumere il servizio 
alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


VISTO lo schema di contratto tra il Commissario e la Laurenti Marino, allegato 
alla presente ordinanza sotto la lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall’Ing. Pierluigi 
Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto la 
prestazione di servizi per la “Raccolta e stoccaggio provvisorio delle 
biomasse algali nella Laguna di Orbetello, Doppio turno - seconda fase - 
Prima squadra: Interventi relativi alla laguna di Levante”, allegata alla 
presente ordinanza sotto la lettera “A" come parte integrante e sostanziale 
per un importo complessivo di L. 420.000.000 (quattrocentoventimilioni) 


(Euro 216.911,9) di cui [5 290.159.612 
(duecentonovantamilionicentocinquantanovemilaseicentododici) (Euro 
149.854,93) per i lavori a base d'asta e L. 129.840.388 
(centoventinovemilioniottocentoquarantamilatrecetottantotto) (Euro 


67.056,96) per somme a disposizione; 


2. di affidare a trattativa privata alla Laurenti Marino, con sede in Grosseto, 
Via Norvegia 12/a, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle 
masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e 
stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le condizioni 
di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 290.159.612 oltre IVA al 
20%; 


3. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegata 
sotto la lettera “B” alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


4. affidare la direzione dei lavori all'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del 
Commissario, di incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del 
Decreto Legislativo n. 494/96 nonché alla verifica che nel corso delle 
attività di cui al contratto allegato non sia superato il numero di 20 
lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, 
lett.b) ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti amministrativi 
previsti dalla normativa vigente; 


5. di incaricare il Geom. Fabrizio Rubegni dell'Ufficio del Commissario per 


l'Emergenza Ambientale della Laguna di Orbetello della contabilità dei 
lavori in oggetto; 
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6. di applicare per gli incarichi di cui ai precedenti punti 4 e 5 la percentuale 
del'1,5% previsto dall’art. 18 della L. 109/94 a valere sulle spese tecniche 
indicate nel quadro economico della perizia; 


7. di affidare al Geom. Salvestroni tutti gli adempimenti amministrativi relativi 
alla tenuta del formulario di identificazione e all'Ing. Martino quelli relativi ai 
registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. Igs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


8. di imputare gli oneri del presente provvedimento ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC n. 2975/1999; 


9. di trasmettere la presente ordinanza alla Laurenti Marino, all'Ing. Martino, 
al Geom. Salvestroni, all’Ing. Moretti, al Geom. Rubegni e alla Prefettura di 
Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la 
pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 21 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di 
Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente - secondo turno raccolta alghe. (Ordinanza n. F/850). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibii necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con ia quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, già 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999; 


VISTA l'ordinanza F/831 del 29.03.00 con cui è stato affidato al Dott. Lenzi un 
incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione 
degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e 
predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna; 


VISTA la nota redatta dal Dott. Lenzi il 12.01.00 da cui emerge l'esigenza di 
avviare l'attività di rimozione delle biomasse algali nella Laguna di Ponente ed 
evidenziava che era necessario rimuovere approssimativamente 240 tonnellate 
di alghe estese su una superficie di ca 500 ha; 


CONSIDERATO che con successivo rapporto del 23.03.00, agli atti dell'ufficio, il 
Dott. Lenzi segnalava un ulteriore aggravamento del quadro complessivo 
evidenziando importanti sviluppi algali nelle zone di Fibbia e Nassa, oltre ad 
ulteriori ammassamenti sottocosta ad Orbetello; 


CONSIDERATO che a seguito dell'ultimazione della prima fase dei lavori di 
raccolta alghe sono perdurate le condizioni di emergenza ambientale; 


VISTA la perizia redatta dall'Ing Luca Moretti dell'Ufficio del commissario per 
l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello, avente ad oggetto la 
“Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente . 
— Doppio Turno-seconda fase”, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera 
“A" come parte integrante e sostanziale; 


VISTO il quadro economico di spesa per un importo complessivo di L. 
390.000.000 (trecentonovantamilioni) (Euro 201418,19) di cui L. 292.500.000 
(duecentonovantaduemilionicinquecentomila) (Euro 151063,64) per lavori e L. 
97.500.000 (novantasettemilionicinguecentomila) (Euro 50354,55 ) per somme a 
disposizione; 


VISTO che, nelle more dell'ultimazione della stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali in Loc. Patanella, in considerazione della 
necessità di provvedere con urgenza alla raccolta delle alghe, è possibile 
utilizzare per queste ultime le vasche site in località Patanella, opportunamente 
attrezzate ed impermeabilizzate dal Commissario in base a quanto previsto 
dall'ordinanza n. F/557 del 5.02.1999, e autorizzate allo stoccaggio provvisorio, 
ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 22/1997, con ordinanza del Sindaco del Comune di 
Orbetello n. 8 del 22.01.1999 prot. 1878 e successive reiterazioni; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 


della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
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algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate; 


VISTA la nota redatta in data 08.05.00 con cui la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. 
dichiara la disponibilità ad assumere i lavori in oggetto alle condizioni e prezzi 
indicate nella perizia; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione 
del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96 poiché il numero 
di Uomini Giorno risulta inferiore a 100 u/g, ma, trattandosi di attività comportanti 
particolari rischi, è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art.11 
del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di attribuire tale adempimento all'Ing. Luca Moretti, il quale dovrà 
altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 
494/96, che nel cantiere non vengano impiegati contemporaneamente più di 20 
lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del predetto Decreto; 


PRESO ATTO che per il predetto incarico sarà applicata la percentuale dell'1,5% 
previsto dall'art. 18 della L.109/94 a valere sulle spese tecniche indicate nel 
quadro economico della perizia; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, ha disposto con deliberazione 
n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione 
delle somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94 e successive 
integrazioni e modificazioni; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/766 del 15.11.99 con cui viene 
affidato l'incarico professionale al Geom. Alberto Salvestroni per l'attività di 


supporto tecnico per la gestione dell'Emergenza ambientale della Laguna di 
Orbetello; 


RITENUTO di attribuire al Geom. Alberto Salvestroni gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione previsti dal D. 
lgs 22/1999 e successive modificazioni; 


VISTO lo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il 
commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello 


posto in allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera “B”; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 
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ORDINA 


1. di approvare la perizia avente ad oggetto “Interventi relativi alla raccolta e 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente-doppio 
turno seconda fase” redatta dall'ing. Luca Moretti, allegata alla presente 
ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 


2. di affidare la prestazione di servizi in oggetto alla Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.l. con sede in Orbetello Via Leopardi, 9, ai patti e condizioni indicati nello 
schema di contratto di cui al successivo punto 4); 


3. di approvare il quadro economico di spesa per un importo complessivo di 
L. 390.000.000 (trecentonovantamilioni) (Euro, 201418,19) di cui L. 
292.500.000 (duecentonovantaduemilionicinguecentomila) (Euro 151063,64) 
per lavori e L. 97.500.000 (novantasettemilionicinquecentomila) (Euro 
50354,55) per somme a disposizione comprensive di Lit. 4.387.500 per spese 
tecniche previste ai sensi dell'art.18 della L.109/94 e successive modifiche e 
integrazioni; 


4. di approvare lo schema di contratto tra la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e il 
Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello, 
allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B”; 


5. di affidare la direzione dei lavori all’Ing. Luca Moretti dell’Ufficio del 
commissario per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello, di 
incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 
494/96 nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto 
allegato mon sia superato il numero di 20 lavoratori impiegati 
contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.b); 


6. di affidare al Geom. Antonio Lenzini dell'Ufficio dei Commissario per 
l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello, la redazione della 
contabilità della Prestazione di cui alla citata perizia; 


7. di applicare per gli incarichi di cui ai precedenti punti 5) e 6) la percentuale 
dell'1,5% previsto dall'art. 18 della L.109/94 a valere sulle spese tecniche 
indicate nel quadro economico della perizia; 


8. di affidare al Geom. Alberto Salvestroni tutti gli adempimenti amministrativi 
relativi alla tenuta del formulario di identificazione e all'ing. Martino quelli 
relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. Igs 22/1997 e 
successive modificazioni; 


9. di imputare gli oneri del presente provvedimento ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC n.2975/1999; 


10.di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., 
all'ing. Moretti, al Geom. Antonio Lenzini, all'Ing. Martino, al Geom. 
Salvestroni e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 21 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 27 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Lavori relativi alla riparazione da eseguire sul mixer tipo 4501 
dell’impianto di Ansedonia. (Ordinanza n. F/851). 


IL VICE COMMISSARIO 
(Art. 5 Legge 24.02.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministero 
dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998 e successive modificazioni e 
integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con ia quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTE le ordinanze commissariali n. F/545 del 19.01.1999 e n. F/766 del 
15.11.99 con cui viene affidato l'incarico professionale al Geom. Alberto 
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Salvestroni per l'attività di supporto tecnico per la gestione dell’Emergenza 
ambientale della Laguna di Orbetello; 


VISTO il rapporto del 29.02.00, agli atti dell'ufficio, con cui il Geom. Salvestroni 
informa che la pompa mixer 4501 durante la scorsa estate, è stata portata fuori 
della vasca di accumulo di Ansedonia onde consentirne lo svuotamento; 


CONSIDERATO che per motivi di necessità e di urgenza tale operazione fu 
espletata dal personale dell'Orbetello Pesca lagunare poiché presente in loco; 


VISTO il preventivo della ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l per la riparazione 
del Mixer tipo 4501 dell'impianto di Ansedonia, presentato in data 03.01.2000, 
agli atti dell'Ufficio per un importo complessivo di Lit. 7.927.400 oltre IVA; 


VISTA l'integrazione al preventivo presentato in data 13.04.00, agli atti dell'ufficio 
in cui la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. specifica che le riparazioni e le 
sostituzioni indicate nel preventivo saranno effettuate dall'officina autorizzata 
Flygt per un importo di L. 6.507.000, che il costo della manodopera dell'officina 
Flygt è quantificato in L. 1.200.000 e che l'intervento della Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l. è quantificabile in L. 400.000, quindi per un totale complessivo di 
L. 8.147.000 (ottomilionicentoquarantasettemila) (euro 4207,57) oltre Iva al 20%; 


VISTO il rapporto informativo redatto in data 19.04.00, agli atti dell'ufficio, in cui 
il Geom. Salvestorni ritiene congruo l'importo di Lit. 8.147.000 oltre IVA di cui al 
preventivo sopraccitato; 


RITENUTO pertanto di affidare i lavori alla Ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. 
con sede in Via Leopardi n. 9 - Orbetello (GR); 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di incaricare la cooperativa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Via 
Leopardi n. 9 - Orbetello (GR) dell'intervento di riparazione da eseguire sul 
mixer tipo 4501 installato nella loc. Ansedonia per l'importo di L.8.147.000 
(ottomilionicentoquarantasettemila) (Euro 4207,57) oltre I.V.A. come da 
preventivo presentato; 


2. di imputare gli oneri complessivi pari a L. 8.147.000 
(ottomilionicentoquarantasettemila) (Euro 4207,57), oltre Iva al 20% ai fondi di 
cui all'ordinanza DPC 2975/99; 


3. di incaricare il Geom. Alberto Salvestroni della verifica della regolare 
esecuzione dell'intervento di riparazione in oggetto, all'uopo redigendo apposita 
nota informativa; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, al 
Geom. Salvestroni, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza e di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Firenze, 27 aprile 2000 
Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 27 aprile 2000. 


Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Acquisto di un personal computer, di un monitor, di una stampante. Liqui- 
dazione altre spese per l’ufficio. (Ordinanza n. F/852). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98e successive modificazioni e 
integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/490 del 27.7.1998 con la quale è stato 
istituito come punto di riferimento permanente della gestione commissariale nel 
comune di Grosseto un ufficio del Commissario, presso i locali messi a 
disposizione dall'Ufficio per la Riforma Fondiaria; 
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CONSIDERATO che a seguito dell'ampliamento dell'organico dell'Ufficio che ha 
comportato l'inserimento di una unità di personale responsabile del complesso 
degli adempimenti tecnico progettuali ed un adeguamento della struttura con 
sede a Grosseto; 


VISTO che pertanto si rende opportuno procedere all'acquisto di materiale 
informatico come evidenziato nella nota predisposta dalla D.ssa Cristina 
Francini, responsabile dell'Area “Gestioni commissariali ed interventi straordinari 
di protezione civile”, agli atti dell'ufficio; 


VISTA la richiesta di preventivo di spesa, avanzata, in data 05.04.00, relativa. 
all'acquisto di 1 personal computer, 1 monitor, 1 software,1 stampante, da 
questa gestione commissariale alla ditta Esseci Computer s.n.c che ha 
provveduto a precedenti forniture e installazioni di hardware e software presso il 
predetto ufficio; 


VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Esseci Computers s.n.c. in 
data 07.04.00, relativo all'acquisto di un PC Compaq deskpro PIII 650 serie EP 
towerrable, di un Monitor Compaq P900 19” TCO99-, stampante laser HP 
2100M, per un importo complessivo di Lit. 7.098.000 (settemilioninovantottomila) 
(Euro 3665,81) oltre IVA al 20%; 


PRESO ATTO del parere redatto in data 12.04.00 dal referente informatico 
dell'ufficio del Genio Civile in merito alle caratteristiche tecniche e alla congruità 
del prezzo della predetta fornitura, agli atti dell'ufficio; 


CONSIDERATO che l'ampliamento dell'organico dell'ufficio ha richiesto 
interventi di adeguamento della centralina telefonica ed il relativo trasloco dei 
telefoni interni, effettuati dalla ditta SITEL di Rossi e Martellini, per un importo 


complessivo di Lit. 128.400 (centoventottomilaquattrocento) (Euro 66,31) 
compresa IVA al 20% 


CONSIDERATO che la ditta Minocci Giuliano di Grosseto ha effettuato interventi 
di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade, sistemazione dei cavi 
computer e scatola interruttori per un importo di Lit. 331.200 compresa Iva al 
20% e ha provveduto alla sostituzione dei tubi neon con starter per un importo di 
Lit. 118.800 compresa IVA al 20%, cioè per un importo complessivo di Lit. 
450.000 (quattrocentocinquantamila) (Euro 232,41) oltre Iva al 20%; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di affidare la fornitura di n. 1 Compaq Deskpro PIII 650 serie EP/towerrable, 
n. 1 Monitor Compaq P900, 19” TCO99, n. 1 stampante laser HP 2100M, alla 
ditta Esseci Computer s.n.c di Caprini P. e c. di Follonica per l'importo 
complessivo di Lit. 7.098.000 (settemilioninovantottomila) (Euro 3665,81) oltre 
IVA al 20%,come risulta da preventivo allegato alla presente ordinanza parte 
integrante e sostanziale; 
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2. di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal 
preventivo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale; 


3. di imputare la spesa di Lit. 7.098.000(settemilioninovantottomila) (Euro 
3665,81 ) oltre IVA al 20% ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999; 


4. di incaricare il P.I. Dario Viti dell'Ufficio del Commissario di Grosseto di 
svolgere gli adempimenti connessi allo svolgimento dei lavori e alla esecuzione 
della fornitura ed in particolare di inviare gli ordini alle ditte sopra indicate con 
l'indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori e di consegna del materiale 
informatico, nonché di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni; 


5. di provvedere alla liquidazione del predetto importo alla ditta Esseci Computer 
S.n.c di Caprini P. e c. di Follonica tramite la Prefettura di Grosseto, su 
presentazione della fattura vistata dall'Ing. Giovannini; 


6. di imputare la spesa di Lit. 128.400 (centoventottomilaquattrocento) (Euro 
66,31) compresa Iva per gli interventi effettuati dalla Sitel e la spesa di Lit. 
450.000 (quattrocentocinquantamila) (euro 232,41) compresa Ilva per gli 
interventi effettuati dalla ditta Minocci Giuliano ai fondi di cui all'ordinanza DPC 
2975/1999; 


7. di provvedere alla liquidazione degli importi di cui al punto 6) alle Sitel s.n.c. 
di Rossi e Martellini e alla ditta Minocci Giuliano tramite la Prefettura di Grosseto, 
su presentazione della fattura vistata dall’Ing. Giovannini; 


8. di comunicare il presente atto alla ditta Esseci Computer S.n.c di Caprini P. e 
c di Follonica, alla SITEL s.n.c., alla ditta Minocci Giuliano e alla Prefettura di 
Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto 
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Firenze, 27 aprile 2000 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
00A8736 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
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